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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 273 

28 Απριλίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 1354 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 1284/17.4.2006 απόφαση, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση 
του'Εργου: «Ενίσχυση φέροντος οργανισμού Δημοτικού 
Σχολείου Παλαιού Μικρού Χωριού Δήμου Ποταμιάς», 
προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, προκη¬ 
ρύσσει, Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 1418/1984 
και άρθρο β του π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του 
παραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
15 Μαΐου 2006 ημέρα Δευτέρα στις 10,00 το πρωί (ώρα 
λήξης επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία της Δν- 
σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών) που έχει 
έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2). 

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, η διαδι¬ 
κασία θα γίνει με τους ίδιους όρους την 22η Μαΐου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 πμ στον ίδιο χώρο. 

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 15 και 16 του ν. 1418/1984 όπως αυτά τροποποιή¬ 
θηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, το ν. 2940/ 
2001 και τις ισχύουσες εγκυκλίους και το ν. 3263/2004 
γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς 
ως προς τα κατώτερα όρια 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με πρσοοτό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορί¬ 
ζεται σε 1.680,00 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης του'Εργου που δημοπρατείται 
με την ανάλογη στρογγύλευση, σύμφωνα με το άρθρο 
23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985. 

Το έργο προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 
χρηματοδοτείται από πόρους της Ν.Α. Ευρυτανίας (Επι¬ 
χορήγηση ΟΣΚ ΑΕ) με υπάρχουσα πίστωση 30.000,00 
ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΔΤΥ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέφω¬ 
νο 22370 80231, όπου και διατίθενται τα Συμβσηκά Τεύχη 
Δημοπράτησης μέχρι και την Τετάρτη 10 Μαΐου 2006. 

Καρπενήσι, 25 Απριλίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 6211 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΜΝΟΥ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 84- 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΤΗΛ.: 28310 88326 ΤΕΙΕΡΑΧ: 28310 88313. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός μεταξύ εργοληπτικών εταιριών που έχουν συ- 
σταθεί σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέλους 
της Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευραηκακού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει τη Συμ¬ 
φωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Οργανισμού Εμπορίου, με το σύστημα προσφοράς, επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοει- 
δών εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο τιμολόγιο που 
περιέχει της τιμές της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότη- 
τας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 4β,δ του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7, 9 του π.δ. 609/1985, κατά την «ανοικτή δημοπρασία» 
της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 υπό 
τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και του π.δ. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σή¬ 
μερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τα Δημόσια Έργα. 

3. Α) ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ». 

Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 169.545,03 € για 
δαπάνη εργασιών και Γ.Ε. & Ε.Ο. 30.518,11 € για απρό¬ 
βλεπτες δαπάνες.30 009,47 €. Η Συνολική δαπάνη προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης, συμπεριλαμβανομένων της Ανα¬ 
θεώρησης και του ΦΠΑ 19% ανέρχεται στο ύψος των 
282.000,00 €. 

4. Α) ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟ¬ 
ΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται 
η 15η Μαΐου 2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη κατάθεσης προσφορών). (Η κατάθεση, παραλαβή 
και εξέταση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια Συνεδρίαση και σε 
ενιαίο στάδιο). Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία στις 15.5.2006 τότε θα διεξαχθεί 
την 18.5.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
κατάθεσης προσφορών). 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την δημοπρασία από την 
Τ.Υ. του Δήμου Ρεθύμνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Καμηλάκη Καμηλάκη). 

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση συντε¬ 
ταγμένη στην Ελληνική ποσού 4.740,00 € (2%) η οποία 
να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα 
στις χώρες μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. Η εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ρεθύμνου και 
θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα πρέπει 
να ισχύει το λιγότερο για διάστημα 90 ημερολογιακών 
ημερών. 

6. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά. 

7. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου καταστεί κοινο¬ 
πραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει κάποια ει¬ 
δική νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού εκπροσώπου 
με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 17 και το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

8. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 


Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με την Α1 τάξη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.ΔΣ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

9. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗΦΙ¬ 
ΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Ο προσφέ- 
ρων δεσμεύεται ακό την προσφορά του για διάστημα 
εξήντα (60) ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης της 
προσφοράς (ημερομηνία δημοπρασίας). 

Ρέθυμνο, 14 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ζ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


Αριθ. 3810 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας, 
διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του ενιαί¬ 
ου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του άρθρου 
13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει 
το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως 
επίσης και των διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσε¬ 
ων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 
2940/2001, του ν. 3212/2003 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα 
καθώς και του ν. 3263/2004 και όποιων ήθελαν ισχύσει από 
την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» 
προϋπολογισμού: 25.210,08 
ΦΠΑ 19% 4.789,92 

ΣΥΝΟΛΟ: 30.000,00 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμο¬ 
γής του ν. 3263/2004 και με και κριτήριο ανάθεσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Λευκάδας και 
στο Δ.Δ. Αγίου Νικήτα. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από 
πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. & Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Νο- 
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μού Λευκάδας (Αγγ. Σικελιανού & Ν. Σβορώνου) την 15η 
του μηνάς Μάίου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί την 
ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια ώρα την 
Πέμπτη 18.5.2006 χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης 
από την Αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
τριάντα (30) ημέρες. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν το φά¬ 
κελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού. Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν 
την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Δεν γίνονται δε¬ 
κτές προσφορές για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές 
προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
τάξεως Α1 για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και αντίστοιχες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και κατασκευα¬ 
στικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά 
προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από 
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως καθορίζεται 
αναλυτικά στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του για 
χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως και 
ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα 
πρώτων κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφο¬ 
ρών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την 
αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρε¬ 
σίας. 

Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνι- 
ζόμενοι που έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 500,00 
€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (Αγγ. Σι- 
κελιανού & Ν. Σβορώνου) στα τηλέφωνα 26450 23000 & 
2645021009 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δυο (2) 
ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα δια¬ 
τίθενται από τα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας. 

Λευκάδα, 20 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. 3812 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας Νομού Λευκάδας 
διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 


νισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις 
του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί 
και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και 
τον ν. 2229/1994, ως επίσης και των διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001, του ν. 3212/2003 όπως 
ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004 και 
όποιων ήθελαν ισχύσει ατιό την ημερομηνία δημοπρά¬ 
τησης του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ» 

προϋπολογισμού: 22.689,08 

ΦΠΑ19% 4.310,92 

ΣΥΝΟΛΟ: 27.000,00 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμο¬ 
γής του ν. 3263/2004 και με και κριτήριο ανάθεσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Λευκάδας και 
στο Δ.Δ. Τσουκαλάδων. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
2006. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Λ. Νο¬ 
μού Λευκάδας (Αγγ. Σικελιανού & Ν. Σβορώνου) την 15η 
του μηνάς Μαίου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργηθεί την 
ημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδια ώρα την 
Πέμπτη 18.5.2006 χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης 
από την Αναθέτουσα αρχή. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 
τριάντα (30) ημέρες. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν το φά¬ 
κελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνι¬ 
σμού. Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν 
την προσφορά τους και ταχυδρομικά. Δεν γίνονται δε¬ 
κτές προσφορές για τμήματα του έργου ή εναλλακτικές 
προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες ερ¬ 
γοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
τάξεως Α1 για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και αντίστοιχες εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και κατασκευα¬ 
στικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά 
προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από 
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως καθορίζεται 
αναλυτικά στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του για 
χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως και 
ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των οικονομικών προσφορών τουλάχιστον των δέκα 
πρώτων κατά σορό μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η 
ολοκλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφο¬ 
ρών, η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες 
ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την 
αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρε¬ 
σίας. 
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Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνι- 
ζόμενοι που έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 450,00 
€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (Αγγ. Σι- 
κελιανού & Ν. Σβορώνου) στα τηλέφωνα 26450 23000 & 
2645021009 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα διατί¬ 
θενται από τα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας. 

Λευκάδα, 20 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΒΡΑ 

Αριθ. 1976 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Δοβρά Ν. Ημαθίας, δι¬ 
ενεργεί ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με 
τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων 
Έργων, με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 
και σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κατα¬ 
σκευή κλειστής δεξαμενής ύδατος »(Α.Δ. 2006). 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την κατασκευή 
κλειστής δεξαμενής ύδατος για την υδροδότηση του 
οικισμού Φυτείας του Δήμου Δοβρά σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικά 
σε πενήντα χιλιάδες διακόσια σαράντα τρία ευρώ και 
ογδόντα επτά λεπτά (50.243,87), συμπεριλαμβανομένων 
των Γ.Ε. και Ο.Ε. ποσού πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενε¬ 
νήντα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (5.490,71), των 
απροβλέπτων δαπανών ποσού πέντε χιλιάδων τριακοσί- 
ων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (5.399,20), της 
αναθεώρησης ποσού οκτακόσιων είκοσι επτά ευρώ και 
ογδόντα οκτώ λεπτών (827,88) και Φ.Π.Α ποσού οκτώ χιλι¬ 
άδων είκοσι δύο ευρώ και δεκατριών λεπτών (8.022,13). 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 008/3 Αριθμ. 
Εναρίθμου 2005ΕΠ00830160) είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ 
Κ. Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 
και πιο συγκεκριμένα από το Ε.Τ.Π.Α. κατά 75% και από 
Εθνικούς Πόρους κατά 25% και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α724.8.1993). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1, Α2 και Πρώτη τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά! Μητρώα αναλόγου 
κατηγορίας. 


Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 323,09 ευρώ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και 
αποσφράγισή τους την 15.5.2006, ημέρα Δεύτερα με 
ώρα λήξης αυτής την 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, 
στα γραφεία του Δήμου Δοβρά Ν. Ημαθίας, οδός Αλ. 
Παπάγου 13 Αγ. Γεώργιος, (Δημαρχείο). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 22.5.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αποστολή της περίληψης στην Ε.Ε.Ε.Κ. δεν απαιτείται. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα. τεύχη δημο¬ 
πράτησης, διατίθενται από την Γραμματεία του Δήμου 
Δοβρά, Άγιο Γεώργιο (έδρα Δήμου), οδός Αλ. Παπάγου 
13, Πληροφορίες Σέρμπος Χρήστος, τηλ.: 2331051906. 
Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να παραληφθούν 
μέχρι 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 
π.μ. ως 14:30 μ.μ. από τον Δήμο Δοβρά Ν. Ημαθίας τηλ. 
23310-51077, 23310 -51906. 

Άγιος Γ εώργιος, 20 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 10.5.2006 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 - 11.15 π.μ. ενώπιον της 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική 
Γ ραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχι¬ 
ακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί ανοιχτός δημόσιος μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση πούλμαν για την 
μεταφορά και επαναφορά των φιλοξενούμενων στις 
Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων, στον Αγιο Ανδρέα 
Αττικής και το Αεροδρόμιο Αθηνών, προϋπολογισμού: 
24.990,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 595,00 
€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ- 
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ματιού του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνω¬ 
ρισμένης Τ ράπεζας. 

Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνει η μίσθωση θα εί¬ 
ναι από 20.6.2006 μέχρι και 29.9.2006 για 173 διαδρομές. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί επαγγελματίες αρ¬ 
κεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 3 των όρων 
της Διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Προμηθειών & Γενικών Αποθηκών, Τμήμα Δημο¬ 
πρασιών του Δήμου Αθηναίων, Κοτοπούλη 9, Αθήνα, 104- 
32, τηλ. 210-52.77.705, ίαχ: 210-52.77.714 κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη 
κατά 0,45€. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 15.5.2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθου¬ 
σα Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παρα¬ 
λαβής των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για 
την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Κατασκευή οδών και διαμόρφωση πεζοδρομίων στο 6° 
Δημοτικό Διαμέρισμα», προϋπολογισμού: 800.000,00€ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε¬ 
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους μέσο 
ΠΕΠ Αττικής. Σε περίπτωση μη επαρκούς συμμετοχής θα 
γίνει επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
12.903,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. (άρθρο 15 
της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα 
(9) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμημα¬ 
τικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
(άρθρο 12 της Διακήρυξης) 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η ή 3η τάξη για 
έργα κατηγορίας: Οδοποιίας και Α2 ή 1ης τάξης στην 
επικράτεια, 2ης λόγω έδρας και Α1 λόγω Κοιν/ξίας για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 


Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Μελετών του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκοκονδύλη 33, 
Τ.Κ 104 32, τηλ.: 210-52.49.987 κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα και το αργότερο μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18.5.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθου¬ 
σα Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παρα¬ 
λαβής των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για 
την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Βελτίωση συνθηκών προσβασιμότητας στο Τ Δημοτικό 
Διαμέρισμα», προϋπολογισμού: 1.375.000,00 € με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.ΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους 
μέσο ΠΕΠ Αττικής. Σε περίπτωση μη επαρκούς συμμε¬ 
τοχής θα γίνει επανάληψη του διαγωνισμού με τους 
ίδιους όρους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 21.983,79 
€ (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τ ράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. (άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα 
(9) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμημα¬ 
τικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
(άρθρο 12 της Διακήρυξης) 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α2, ή 1η ή 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας Οικοδομικά και 2η ή 3η τάξη στην 
επικράτεια, 4η λόγω έδρας και 1η λόγω Κ/ξίας για έργα 
κατηγορίας: Οδοποιίας. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ 
νση Μελετών του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκοκονδύλη 
33, τηλ.: 210-52.49.987 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και 
το αργότερο μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18.5.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30-10:00 π.μ. ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθου¬ 
σα Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παρα¬ 
λαβής των προσφορών στην ανοικτή δημοπρασία για 
την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Βελτίωση συνθηκών προσβασιμότητας στο 4° Δημο¬ 
τικό Διαμέρισμα», προϋπολογισμού: 1.465.000,00 € με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε¬ 
ριφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους μέσο 
ΠΕΠ Αττικής. Σε περίπτωση μη επαρκούς συμμετοχής θα 
γίνει επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
23.560,00 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθε¬ 
ώρηση και ΦΠΑ) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ. Π. και Δ. ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 
(άρθρο 15 της Διακήρυξης) 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εννέα 
(9) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμημα¬ 
τικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
(άρθρο 12 της Διακήρυξης) 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η ή 2η, 3η τάξη στην 
Επικράτεια & 4η λόγω έδρας για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας και Α2, 1η τάξη στην επικράτεια, 2η λόγω 
έδρας & Α1 λόγω Κοινοπραξίας για έργα κατηγορίας: 
Οικοδομικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 


Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, αρκεί να 
πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολο- 
γητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ 
νση Μελετών του Δήμου Αθηναίων, οδός Χαλκοκονδύλη 
33, τηλ.: 210-52.49.987 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα και 
το αργότερο μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον ανάδοχο και εισπράτ- 
τεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 
Τ α έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων δι¬ 
αγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των μη απαραί¬ 
τητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 

Αριθ. 2428 

Ο Δήμαρχος Διρφύων διενεργεί ανοικτή μειοδοτική 
δημοπρασία με το σύστημα δημοπράτησης προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των ομάδων ερ¬ 
γασιών της υπ’ αριθμ. 22/2006 μελέτης ΤΥΔΚ, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ» 
Προϋπολογισμού 52.578,86 ευρώ (με Φ.Π.Α.), 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 
1418/1984 και ν. 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου, που είναι 
52.578,86 ευρώ, αναλύεται σε 38.420,80 ευρώ δαπάνη για 
εργασίες με τα Γ.Ε. & Ε.Ο., 5.763,12 ευρώ επιπλέον δαπάνη 
για απρόβλεπτα και 8.394,94 ευρώ δαπάνη για ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Μαΐου, 
έτους 2006, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών την 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Διρφύων, 
έδρα Στενή. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί την 25η 
μηνός Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
αΐ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη, ανεξαρτήτου έδρας, όπως 
επίσης και για το Νομό της Έδρας ή έναν όμορο Νομό, 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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α2. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νο¬ 
μού, ανάλογης κατηγορίας, και σύμφωνα με τα ισχύοντα 
όρια Προϋπολογισμού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ¬ 
θρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 έως 1η του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 883,68 ευρώ (ποσοστό 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού - χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), οι οποίες 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέ¬ 
χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο 
Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από την Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δ.Δ. Καθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 
22280-71281, ίαχ: 22280-72358 (Πληροφορίες: Ελ. Βασι¬ 
λείου, Δημ. Βοργιάς - Δήμος Διρφύων, τηλ.: 22280-51220, 
ίαχ: 22280-51548), έως την 10η Μόίου, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 2.30 μ.μ., με καταβολή της δαπάνης αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 50,00 ευρώ. 

Στενή, 25 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 


( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 

Αριθ. 2434 

Ο Δήμαρχος Διρφύων, διενεργεί ανοικτή μειοδοτική 
δημοπρασία με το σύστημα δημοπράτησης προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των ομάδων ερ¬ 
γασιών της υπ’ αριθμ. 23/2006 μελέτης ΤΥΔΚ, για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ» 

Προϋπολογισμού 61.726,88 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 
1418/1984 και ν. 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου, που είναι 
65.000,00 ευρώ, αναλύεται σε 45.105,50 ευρώ δαπάνη 
για εργασίες με τα ΓΈ. & Ε.Ο., 6.765,83 ευρώ επιπλέον 
δαπάνη για απρόβλεπτα και 9.855,55 ευρώ δαπάνη για 
ΦΠΑ. (Τα απολογιστικά αναδόχου, δε, ανέρχονται σε 
3.273,12 ευρώ). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22 του μηνάς Μάίου, 
έτους 2006, ημέρα Δευτέρα, με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών την 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Διρφύων, έδρα 
Στενή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί 
την 1η Ιουνίου, 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

αΐ. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη, ανεξαρτήτου έδρας, όπως 
επίσης και για το Νομό της Έδρας ή έναν όμορο Νομό, 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

α2. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα του Νο¬ 
μού, ανάλογης κατηγορίας, και σύμφωνα με τα ισχύοντα 
όρια Προϋπολογισμού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα- 
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θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 έως 1η του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1.037,43 ευρώ (ποσοστό 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού - χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), οι οποίες 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέ¬ 
χονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση που ο 
Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από την Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δ.Δ. Καθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 
22280-71281, ίαχ: 22280-72358 (Πληροφορίες: Ελ. Βασι¬ 
λείου, Δημ. Βοργιάς - Δήμος Διρφύων, τηλ.: 22280-51220, 
ίαχ: 22280-51548), έως την 17η Μάίου, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 2.30 μ.μ., με καταβολή της δαπάνης αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 50,00 ευρώ. 

Στενή, 25 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 

- ♦ - 

( 12 ) 

ΔΥΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

Το Γενικό νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9/16.3.2006 απόφαση του Δ.Σ, 
στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000- 
2006, στον Αξονα Προτεραιότητας 2 «Ψυχική Υγεία», 
Μέτρο 2.2, προκηρύσσει, Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ ελεύθερο, με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
Προμήθεια Εξοπλισμού για την Λειτουργία του Κ.Ψ.Υ, 
Συνολικού Προϋπολογισμού 64.390,00 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. 
Το 20% του παραπάνω προϋπολογισμού είναι συγχρη- 
ματοδοτούμενο (με κοινοτική συνδρομή κατά 75% από 
το Ε.Τ.Π.Α) ενώ το υπόλοιπο 80% προέρχεται από πρό¬ 
σθετους πόρους δημόσιας δαπάνης. 

Α/Α 1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.170,00 € 

2) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
25.120,00 € 

3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.400,00 € 

4) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
1.695,00 € 

5) ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
5.380,00 € 

6) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
23.225,00 € 


7) ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.500,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του νοσοκομείου 
στις 19.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10: 00 (λήξη προ¬ 
θεσμίας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον επιτροπής. 

Προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν μέχρι την προ- 
βλεπόμενη ημερομηνία και ώρα θα πρέπει να πληρούν 
«αυστηρώς» τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 41/2006 
Διακήρυξης. 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 227-978) καθώς και στα 
επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου, 
Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Σερρών. 

Ισχύς προσφορών: 60 ημέρες ή 2 μήνες. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Αρ. διακήρυξης: 41/2006. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19.6.2006. 

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Κ.: 
26.4.2006. 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης/παράδο¬ 
ση: 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών του Νοσοκομείου (τηλ. 2610-227978) καθώς και 
στα επιμελητήρια Πάτρας, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βό¬ 
λου, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Σερρών. 

Πάτρα, 26 Απριλίου 2006 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 

Αριθ. 2431 

Ο Δήμαρχος Διρφύων, διενεργεί ανοικτή μειοδοτική 
δημοπρασία με το σύστημα δημοπράτησης προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί των ομάδων ερ¬ 
γασιών της μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του έργου: 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ.» 

Προϋπολογισμού 348.496,46 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 19%) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 
1418/1984 και ν. 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι 
348.496,46 ευρώ και αναλύεται σε 254.655,80 ευρώ δα¬ 
πάνη για εργασίες με τα Γ.Ε. & Ε.Ο., 38.198,37 ευρώ επί 
μέρους δαπάνη απροβλέπτων και 55.642,29 ευρώ επί 
μέρους δαπάνη για ΦΠΑ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18η του μηνάς Μάίου, 
έτους 2006, ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών την 10.00 π.μ. στο Δημαρχείο Διρφύων, 
έδρα Στενή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα διε- 
νεργηθεί την 29η Μάίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ. 

Στη δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 έως 2η τάξη, ανεξαρτήτου έδρας, ή 
εφόσον ανήκουν στην Α2 έως 3η τάξη για το νομό 
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της Έδρας ή έναν όμορο Νομό, για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες αττό ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 έως 2η του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμε¬ 
τοχής συνολικού ποσού 5.857,08 ευρώ (ποσοστό 2% 
του προϋπολογισμού - χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), 
οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από την Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δ.Δ. Καθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ.: 
22280-71281, ΐαχ: 22280-72358 (Πληροφορίες: Ελ. Βασιλεί¬ 
ου, Δημ. Βοργιάς - Δήμος Διρφύων, τηλ.: 22280-51220, ίεχ: 
22280-51548), έως και την 15η Μάίου, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 2.30 μ.μ., με καταβολή της δαπάνης αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 50,00 ευρώ. 

Στενή, 25 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΙΔΡΥΜΑ 

«ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» 

Αριθ. Διακ. 1 

1. Το ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 


προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλό¬ 
τερη τιμή προϋπολογισμού 239.844,00 ευρώ, συμπερι¬ 
λαμβανομένου Φ.Π.Α., για την επιλογή Ιδιωτικής Παιδικής 
Κατασκήνωσης στους Νομούς: 

α. Νομό Χαλκιδικής. 

β. Νομό Κορινθίας ή Ν. Μεσσηνίας ή Ν. Ηλείας ή Ν. 
Αχάίας ή Ν. Λακωνίας. 

γ. Νομό Χανιών ή Νομό Ρεθύμνης ή Νομό Ηρακλείου 
ή Νομό Λασιθίου για την φιλοξενία των παιδιών του εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία Προσωπικού της Ελληνι¬ 
κής Αστυνομίας που έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1991 
έως και 1999 ως εμφαίνεται κατωτέρω: 

ΝΟΜΟΙ Αριθμός 

φιλοξενουμένων 

παιδιών 

α. Νομός Χαλκιδικής 217 

β. Νομός Κορινθίας ή Ν. Μεσσηνίας ή 

Ν. Ηλείας ή Ν. Αχάίας ή Ν. Λακωνίας. 156 

γ. Νομός Χανιών ή Ν. Ρεθύμνης ή 

Ν. Ηρακλείου ή Ν. Λασιθίου. 89 

2. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται για χρονικό διάστημα 
μέχρι είκοσι δύο 22 ημέρες κατά τη Γ' Κατασκηνωτική 
Περίοδο (έναρξη τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου) 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της κατασκήνωσης που θα 
επιλεγεί. 

3. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα την 29.5.2006 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στο οίκημα του Αρχηγεί¬ 
ου Ελληνικής Αστυνομίας, που βρίσκεται στην οδό Π. 
Κανελλόπουλου 4, Γραφείο 6 (Ισόγειο) τηλέφωνο 210 
6977711-6977713 και 210 6984357. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν 
αντίγραφο της Διακήρυξης από το Αρχηγείο της Ελ¬ 
ληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλόπουλοι 4) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-12.00. 

5. Τα έξοδα Δημοσίευσης βαρύνουν το Ίδρυμα «Εξοχές 
Ελληνικής Αστυνομίας». 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2006 
Ο Διευθυντής του Ιδρύματος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΔΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διακ. 58 

Σας ανακοινώνουμε ότι μετατίθεται η ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών καθώς και η ημερομηνία 
υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή 
Διαγωνισμού για Εκτυπωτικές εργασίες για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας (αριθμ. διακ. 
58/2005), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή και συγκεκριμένα: 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
18.5.2006 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι 14.00 μ.μ. στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 19.5.2006 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00 π.μ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γ ραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 25 Απριλίου 2006 

Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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(16) 

ΔΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Αριθ. Διακ. 64 

Σας ανακοινώνουμε ότι μετατίθεται εκ νέου η ημερο¬ 
μηνία αποσφράγισης των προσφορών καθώς και η ηρε- 
ρομηνία υποβολής προσφορών του Δημόσιου Ανοικτού 
Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια Λαπαροσκοπι- 
κών εργαλείων (ΤΜΧ) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 
(αριθμ. διακ. 64/2005), με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα: 

• Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 
17.5.2006 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ μέχρι 14.00 μ.μ στη Γραμμα¬ 
τεία του Νοσοκομείου. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 18.5.2006 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Γραφείο 
Προμηθειών στα τηλέφωνα 27210-46128 έως 130. 

Καλαμάτα, 25 Απριλίου 2006 

Η Διοικητική Διευθύντρια 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 
Αριθ. 3155 

Ο «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλησης», διακηρύττει, 
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια 
στερεοφωνικών συστημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης 
Αθλητικών - Πολιτιστικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του 
ΟΝΑ σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης 
τοιν Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Νεολαίας 
και Αθλησης του Δήμου Αθηναίων και Θα διεξαχθεί την 
Παρασκευή 5 Μάίου 2006 και ώρα 11.00 -11.30 ενώπιον της 
Αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμών. Η επιλογή 
του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή. 

Η προθεσμία για την περαίωση της προμήθειας ορί¬ 
ζεται σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 
υπογραφής της σύμβασης. 

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, 
εφόσον γί αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρ¬ 
θρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
9.848,44 συμπ. ΦΠΑ 19% που θα βαρύνουν τον Κ.Α 7131.06 
«Οπτικοακουστικά μηχανήματα, συσκευές» Φ 15 Δ 16. 

Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό παρέχονται, από 
το γραφείο Προμηθειών του ΟΝΑ, τηλ. 210/5284843 τα 
έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ΟΝΑ. 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2006 
Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ Α. ΑΠΕΡΓΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 3263 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωροταξί¬ 
ας & Υποδομών Ν.Α. Ηλείας διακηρύττει ότι, Εκτίθεται 


σε δημόσιο μειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό δι’ 
ενσφραγίστων προσφορών δια του συστήματος προ¬ 
σφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 
179Α') και των π.δ/των 609/1985, 218/1999 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, η ανάδειξη Εργολάβου 
εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Βελτίωση Δρόμου Σέκουλα - Γέφυρα Αλφειού - Όρια 
Νομού» 

Προϋπολογισμός έργου: 820.000,00 € με ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε., ΠΕΠ ΔΥΤ. ΕΛ¬ 
ΛΑΔΟΣ 2000-2006, ΣΑΝΑ 014/3 και συγχρηματοδοτείται 
κατά 75% από το ΕΤΠΑ. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού και θα απευθύνεται προς τη 
Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α. Ηλείας θα παρέχεται 
δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985 και του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το ποσοστό έκπτωσης πάνω από το οποίο ο ανά- 
δοχος υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετες εγγυ¬ 
ήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 3263 /2004, ορίζεται σε 12% (εγκύκλιος 
23/19.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 1η, 2η, 3η και 4η 
Τάξης για έργα Οδοποιίας: 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.5.2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10,00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα εν Πύργω 
και εντός του Διοικητηρίου κείμενα γραφεία της Δ/νσεως 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ηλείας και ενώπιον αρμοδίας 
επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διε¬ 
ξαχθεί η δημοπρασία, την 8.5.2006 τότε θα διενεργηθεί 
την 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στα σχε¬ 
τικά τεύχη της δημοπρασίας προσερχόμενοι στα γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ.Ν Α Ηλείας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Πληροφορίες: Αθ. Ρουμελιώτης, τηλ.: 2621033714. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δηιιοπρασίας, από τα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνίκών Υπηρεσιών 3.5.2006. 

Πύργος, 19 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

Ο Δήμος Κασσάνδρας, προκηρύσσει δημόσιο δια¬ 
γωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» με προεκτιμώ- 
μενη αμοιβή 714.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και το 
π.δ. 57/2000 όπως ισχύουν και με τους όρους της ανα¬ 
λυτικής προκήρυξης. 

Η ανάδειξη του αναδόχου παροχής υπηρεσιών θα γί¬ 
νει υποχρεωτικά στον Οικονομικό Φορέα ή Κ/ξία που 
προσέφερε την συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που μνημονεύονται 
στο τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης. 
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Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 13.6.2006, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 13.6.2006 τότε θα διενεργηθεί την 
20.6.2006, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, που κατ’ 
λάχιστον: α) αποδεδειγμένα στο σκοπό ίδρυσής τους 
και τα αντικείμενα δραστηριοτήτων τους περιλαμβά¬ 
νεται η παροχή εργασίας, β) κατέχουν Πιστοποιητικό 
180 9001 για λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και είτε προέρχονται 
από χώρες Ν μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγε¬ 
γραμμένα στα Επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα του 
Παραρτήματος ΙΧΓ «Δημόσιες συμβάσεις Υπηρεσιών» 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ειδικά για παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργα¬ 
σίας λυμάτων είτε προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα της προηγούμενης 
παραγράφου ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία 
για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές 
Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε., είναι 
εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά/Εμπορικά Μητρώα 
και έχουν παράσχει υπηρεσίες παρόμοιες ποιοτικά και 
ποσοτικά με την υπό ανάθεση. 

Κάθε μέλος κοινοπραξίας πρέπει να πληροί τις προα- 
ναφερόμενες προϋποθέσεις, διαφορετικά όλη η υποψή¬ 
φια κοινοπραξία στερείται του δικαιώματος συμμετοχής 
στο διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγύηση συμμετοχής 
συνολικού ποσού 12.000,00 Ευρώ η οποία θα απευθύ¬ 
νεται στην Αναθέτουσα Αρχή, θα έχει χρόνο ισχύος το 
λιγότερο για διάστημα 120 ημερολογιακών ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. Σε περίπτωση κοινο¬ 
πραξίας οι εγγυητικές θα είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της κοινοπραξίας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του 
Δήμου Κασσάνδρας και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για την παροχή υπηρεσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα 
παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (δηλ. 
έως 22.5.2006), από τα γραφεία του Δήμου Κασσάνδρας 
καταβάλλοντος το ποσό των είκοσι (20 €) ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παρα¬ 
πάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν 
έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπη¬ 
ρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, πέραν της αναφερό- 
μενης δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστο¬ 
λής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω Ελληνικών ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο 

Τα τεύχη διατίθενται από τον Δήμο Κασσάνδρας (Δη¬ 
μαρχείο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρμόδιος: 
Στυλ. Μαντούδης, Τηλ. 23740/22083 και 23710/21699). 

Κασσανδρεία, 26 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Αριθ. 8029 

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά με ποσοστό έκ¬ 
πτωσης επί τοις εκατό (%) βάσει ενδεικτικών τιμοκαταλόγων 
για την προμήθεια υλικών μηχανοργάνωσης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων, προϋπολογισμού 25,000,00€ με Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αγ. 
Γεωργίου 30 και Αριστείδου, την 11η Μαΐου 2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12:30 - 13:00μ.μ. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επανα- 
ληφθεί την 25η Μάίου 2006, ημέρα Πέμπτη τις ίδιες ώρες. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
προμηθευτές και Αντιπρόσωποι του είδους, Φυσικά και 
Νομικά πρόσωπα. 

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί του προ¬ 
ϋπολογισμού, ήτοι 1.250,00 €. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, τηλ. 210 6860632, Πολυδώρου. 

Χαλάνδρι, 26 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΑΜ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΕΘΕΛ) 

Αριθ. 16/2005 

Η Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 
2.550.000,00 ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών 
υποσυστημάτων (π.χ. κινητήρα - κιβωτίου ταχυτήτων - 
αξόνων -αμαξώματος - ηλεκτρ. Εξαρτημάτων κ.λπ.) αρ¬ 
θρωτών λεωφορείων τύπου ΜΕΒΟΕΩΕ3 - ΕΛΒΟ τυπικών 
λεωφορείων ΜΕΒΟΕΩΕ3 - ΕΛΒΟ και ΜΕΒΟΕΩΕ3 ΒΕΝΖ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28.6.2006 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00" (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
Κεντρικά Γ ραφεία της Ε.ΘΕ.Λ. - Α.Ε. (Παρνασσού 6 - 1ος 
όροφος , Αγ. I. Ρέντης). 

Περισσότερες πληροφορίες ως και τη σχετική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την παραπάνω διεύθυνση (Τμήμα 
Εφοδιασμού 1ος όροφος - τηλέφωνο 2104933002 εσωτ. 
107) όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας 08.00' έως 
13.00" καταβάλλοντος το ποσό των 50,00 ευρώ. 

(Οι συμμετάσχοντες στον προηγούμενο ματαιωθέντα 
διαγωνισμό, δεν υποχρεούνται στην καταβολή του πα¬ 
ραπάνω ποσού). 

Αγ. I. Ρέντης, 26 Απριλίου 2006 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΣΑΚΚΑΣ 

- ♦ - 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 
Αριθ. 3433 

Ο Δήμαρχος Μηχανιώνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
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προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με σύστημα προ¬ 
σφοράς επί μέρους ποσοστών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων'Εργων», η ανάδειξη 
αναδόχου Εργολήπτη Δ.Ε. για την κατασκευή του έργου: 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΤΟΥ 
Δ.Δ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» συνολικής κατά τον προϋπολογισμό 
της μελέτης δαπάνης 90.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Η Δημοπρασία που αφορούσε το παραπάνω έργο και 
είχε διεξαχθεί στις 17.4.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10.00 π.μ., ακυρώθηκε με την υπ’αριθμόν 62/21306 από¬ 
φαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 22.5.2006, ημέρα Δευ¬ 
τέρα, με ώρα λήξης την 10.00 π.μ., στο Δημαρχείο του 
Δήμου Μηχανιώνας. 

Αν για οποιοδήποτε λόγω δε διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την ανωτέρα) ημερομηνία, τότε αυτή θα 
διεξαχθεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέ¬ 
ρα και ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις που είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. για όλες τις 
κατηγορίες του έργου, δηλαδή Α1 τάξη και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη και άνω για έργα Η/Μ καθώς 
και οι επιτρεπόμενες από τη νομοθεσία κ/ξίες. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 1,482,82 ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ καθώς ή σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να 
απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 
του ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα (έως και 17.5.2006, 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, με τιμή τεύχους 20 ευρώ επί ποινή αποκλει¬ 
σμού) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων στα γραφεία του 
ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων της περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, βαρύνουν τον Ιδιο 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

Ν. Μηχανιώνα, 26 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Αριθ. 12321 

Ο Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, σας γνωρίζει 
ότι η ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού για την προ¬ 
μήθεια: Παροχών Ένδυσης υπαλλήλων του Δήμου έτους 
2006, ο οποίος είχε οριστεί για τις 3.5.2006, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ. -10:15 π.μ. μετατίθεται για τις 19.6.2006, 
σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 151/2006 απόφασης της Δη¬ 
μαρχιακής Ετπτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικώς δημοσι- 
ευθέντος διαγωνισμού. 

Να δημοσιευτεί την 28.4.2006, ημέρα Παρασκευή. 

Άγιος Δημήτριος 27 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ 


(24) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθ. 3493 

Ο Δήμαρχος Γεροποτάμου διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα της προσφοράς 
«ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», (άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) η κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ (Β ΦΑΣΗ)». 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004 και του π.δ. 171/1987. 

Προϋπολογισμός έργου 449.386,00 Ευρώ 

Δημοπρατούμενες εργασίες 377.340,99 Ευρώ 

Εγκεκριμένη πίστωση 2006 100.000,00 Ευρώ 

Εγκεκριμένη πίστωση 2007 174.692,87 Ευρώ 

Εγκεκριμένη πίστωση 2008 174.692,87 Ευρώ 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Μαΐου 2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.00 - 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα Γραφεία του Δήμου Γεροποτάμου στο 
Πέραμα Ρεθύμνης από την αρμόδια επιτροπή (αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου). 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 18 Μόίου 2006, τότε θα διενεργηθεί 
την 22 Μαΐου 2006, ημέρα (Δευτέρα) και ώρα 9.00 - 
10:00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 1η Τάξεως και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται ΕΝΝΕΑ (9) 
ημερ. μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
Ευρώ 7.600,00 και θα απευθύνεται προς το Δήμο Γε¬ 
ροποτάμου. 

Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 
του νόμου 3263/2004. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται στα 
γραφεία του Δήμου στο Πέραμα Ρεθύμνης (τηλ. 28340- 
22650) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και 
στα Γραφεία της ΤΥΔΚ Ρεθύμνης (τηλ. 28310-22454, 
22864). 

Πέραμα, 20 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΟΥΜΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθ. 3494 

Ο Δήμαρχος Γ εροποτάμου διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα της προσφοράς 
«ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», (άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) η κατασκευή του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΡΟΥΜΕΛΗ». 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984 όπως αυτός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις 
του ν. 3263/2004 και του π.δ. 171/1987. 
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Προϋπολογισμός έργου 60.000,00 Ευρώ 

Δημοπρατούμενες εργασίες 50.420,52 Ευρώ 

Εγκεκριμένη πίστωση 2006 60.000,00 Ευρώ 

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Μα'ΐου 2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.00 - 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα Γραφεία του Δήμου Γεροποτάμου στο 
Πέραμα Ρεθύμνης από την αρμόδια επιτροπή (αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου). 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 18 Μα'ΐου 2006, τότε θα διενεργηθεί την 22 
Μαΐου 2006, ημέρα (Δευτέρα) και ώρα 9.00 - 10:00 π.μ. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 Τάξεως και άνω 
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα ΝΟΜ. ΜΗΤΡΩΑ αναλογών 
προσόντων. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται ΕΞΙ (6) ημερ. 
μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
Ευρώ 1.100,00 και θα απευθύνεται προς το Δήμο Γε¬ 
ροποτάμου. 

Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 
του νόμου 3263/2004. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται στα 
γραφεία του Δήμου στο Πέραμα Ρεθύμνης (τηλ. 28340- 
22650) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και 
στα Γραφεία της ΤΥΔΚ Ρεθύμνης (τηλ. 28310-22454, 
22864). 

Πέραμα, 20 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΑ 

Αριθ. 1395 

Ο Δήμαρχος Αυλώνα: 

1. Προκηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επέκταση δι¬ 
κτύου αποχέτευσης όμβριων», προϋπολογισμού 321.672,70 
ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και κατά το σύστημα 
της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου στις τιμές του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 
και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμά¬ 
των και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή τους και τους όρους της διακήρυξης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Ο.Τ.Α. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
στα Γραφεία του Δημ. Καταστήματος Δήμου Αυλώνα με 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί στις 
22.5.2006 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών την 10:00. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εται¬ 
ρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, στην ανάλογη τάξη 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και κάτοχοι 


παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσο¬ 
νται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις 
του ΜΕΕΠ όπως απαιτούνται οι παραπάνω (ν. 1418/1984, 
άρθρο 16, παρ. 9). 

4. Σαν μέγιστος χρόνος εκτέλεσης του έργου καθο¬ 
ρίζεται ο χρόνος των (180) εκατόν ογδόντα ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 5360,00 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου 
ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Αυλώ¬ 
να και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη σύμφωνα, με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη 
των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. 

6. Το έγγραφο της Υπηρεσίας, για την υποβολή προ¬ 
σφοράς μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης θα χορηγείται 
από το Δήμο Αυλώνα, μέχρι και την 11.5.2006 και κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00-13.00 με την αντι¬ 
καταβολή ποσού 20,00€. 

7. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε- 
νοιμπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου 
Αυλώνα και στα τηλ. 2295 - 0 - 41264, 42214. 

Αυλώνας, 26 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΥΡΜΑΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 10.5.2006 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 - 11.15 π.μ. ενώπιον της 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική 
Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός 
διαγωνισμός με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολο¬ 
γισμού σε σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
500πι3 φυτοχώματος, προϋπολογισμού 25.000,00€ πλέ¬ 
ον 9% ΦΠΑ (2.250,00€), ήτοι συνολικά 27.250,00€. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
όλου του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού μη 
συμπ/νου του ΦΠΑ, ήτοι ποσόν 1.250,00 € και βεβαιώνε¬ 
ται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. 
και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα 
τύπο για το Δημόσιο. 

Η προθεσμία περαιώσεως της προμήθειας θα γίνεται 
σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων 
και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ή του χρόνου της 
Σύμβασης. Ο χρόνος τμηματικής παράδοσης ορίζεται 
ότι λήγει σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές των ζητουμένων ειδών αρκεί να προσκομίσουν 
τα στο άρθρο 6 των όρων της Διακήρυξης αναφερόμενα 
δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Δ/νση Κηποτεχνίας - Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, 
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οδός Παν. Κανελλόπουλου 5 (στο Φυτώριο Γουδί) τηλ.: 
210-74 82 222, 210-74 82 678 ίαχ:210-74.81.506 κάθε ερ¬ 
γάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη 
κατά 0,45 €. 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2006 
Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ 
-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 
Αριθ. 1821 

Ο Δήμαρχος Κάστρου - Κυλλήνης προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ» προϋπολογισμού 
δαπάνης με ΦΠΑ 130.000,00 € από πιστώσεις ΘΗΣΕΑ με 
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006: 26.211,00 € και 
για το έτος 2007: 99.079,00 €. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 15.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην 
έδρα του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 22.5.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α2 τάξης και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 410/1985, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 2.180,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τέσσερις 
(4) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς 
να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορη¬ 
γούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2623093911, 
92661,2 αρμόδιος Καλάκου Στ. - Μπουτόάπουλος Στ.) και 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κάστρο Κυλλήνης, 26 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Αριθ. 1647 

Το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, διακηρύσσει τη με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για την 
κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΔΥΟ ΡΟΔΕΣ - ΚΟΡΥΦΟΥΔΙ, ΤΜΗ¬ 
ΜΑ Α'» συνολικού μήκους 4+000,00 χλμ., ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΡΟΥΣΙΩΝ. 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 227.897,15 (με Ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν καθώς και με τους 
όρουςτου παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευήςτου ως άνω έργου. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται από το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, οδός Ν. 
Ιντζέ 2 τηλ. 2323022384, μέχρι και την 22.5.2006, ημέρα 
Δευτέρα. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβα¬ 
ση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό. 
Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός 184.144,43 (Ερ¬ 
γασίες + ΓΕ. Ο.Ε. + Απρόβλεπτα), Αναθεώρηση 7.365,78, 
Φ.Π.Α. 19% 36.386,94 και συνολικού προϋπολογισμού 
227.897,15 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 008/3, Αρ. 
Εναρίθμου 2004ΕΠ00830107), είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ 
Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα από το ΕΓΤΠΕ 
κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 25.5.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 η.μ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
στο Δασαρχείο Σιδ/στρου. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 25.5.2006, τότε θα διενεργηθεί στις 
1.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον ανήκουν στην Α2,1η ή 2η τάξη για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς όπως αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 25 του π.δ. 334/2000 , για αντίστοιχη κατηγορία και 
δυναμικότητα όπως απαιτείται οπό τις επιχειρήσεις του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 
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γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Εργολήπτες Δημοσίων ΔασοτεχνικώνΈργων (ΕΔΔΕ) 
με πτυχίο Γ' ή Δ' τάξης και άνω (π.δ. 437/1981). 

ε. Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) για έργα 
πρασίνου, οι οποίες είναι στελεχωμένες με δασολόγο 
ή δασοπόνο (τεχνολόγο δασοπονίας) με πτυχίο Α2,1ης 
ή 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδο¬ 
ποιίας. 

στ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται 
στο ποσό των 3.685,00 € η οποία θα απευθύνεται στο 
Δασαρχείο Σιδηροκάστρου και θα ισχύει για ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία δη- 
μοπράτησης. 

Σιδηρόκαστρο, 26 Απριλίου 2006 
Ο Δασάρχης 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΟΤΖΟΥΔΗΣ 

-♦- 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
Αριθ. 1323 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει δημόσια μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό (βάσει αποφάσεως του Πρυτανικού 
Συμβουλίου που έχει ληφθεί στην υπ’ αριθμ. 810/2006 
Συνεδρία του) με σφραγισμένες προσφορές με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά εκπτώσεως 
γιο την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως εργασιών της 
Εργολαβίας «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ» προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης ποσού τριακοσίων πενήντα ένα χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (351.500,00€) στην οποία συμπερι- 
λαμβάνεται ποσό τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (37.555, 
31) για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό επτά χιλιάδων τε- 
τρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και επτά λεπτών 
(7.454,07) για αναθεώρηση και ποσό πενήντα έξι χιλιά¬ 
δων εκατόν είκοσι ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 
(56.121,85) για ΦΠΑ. 

Για την συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγ¬ 
γυητική επιστολή συμμετοχής ποσού πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα σαρά¬ 
ντα οκτώ λεπτών (5.758,48) προς το Πανεπιστήμιο 
Πατρών η οποία θα ισχύει για διάστημα ενενήντα 


(90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δη- 
μοπράτησης. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Πανεπιστημιούπο- 
λη Πατρών και η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης 
ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Πανεπιστημιούπολη την 

18.5.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγω¬ 
νισμό) στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων [Α' κτίριο 
(κτίριο Διοίκησης), 1ος όροφος] του Πανεπιστημίου 
Πατρών. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 

22.5.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις δια¬ 
τάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστι¬ 
κών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων κοι υπουργικών 
αποφάσεων) ττου εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και 
β) τους όρους της διακήρυξης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων ττου τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και 1η τάξη, και στην 2η 
τάξη εφόσον έχουν έδρα τους το νομό Αχάίας ή τον 
έχουν δηλώσει ως δεύτερο νομό για έργο κατηγορίας 
Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή σπό κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποίο 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον οποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985. (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ). εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά το λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
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Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαι- 
τούμενα όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην δι¬ 
ακήρυξη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
Κ.Α. 1977ΣΕ04600006) κοι υπόκειται στις κρατήσεις 
ΤΣΜΕΔΕ 1,2%, Φόρος 3% που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 
Α/24.8.1993). 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη 
τιμή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών της δημοπρασίας και του τρόπου κτήσεως 
αυτών (τευχών, σχεδίων, διαγραμμάτων κ.λπ.) και να 
παραλάβουν τεύχος εντύπων στοιχείων για την σύνταξη 
και υποβολή της προσφοράς τους προσερχόμενοι στα 
Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσι¬ 
ών Προγραμματισμού και Δικτύων του Πανεπιστημίου 
Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα στοι¬ 
χεία αμτΰχοοηνρύνται στους ενδιαφερομένους από 


την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
15.5.2006. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπά¬ 
νη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε εβδομήντα 
(70,00) ευρώ. (Λογαριασμός Καταθετικός Πανεπιστημίου 
Πατρών 26037, Τράπεζα της Ελλάδος). 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύ¬ 
σεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον 
Ανάδοχο του έργου και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου, 

Πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό θα παρέ¬ 
χονται, μέχρι και την 15.5.2006 από το τηλέφωνο (2610) 
996645, αρμόδια Ν. Ξερογιάννη. 

Πάτρα, 14 Απριλίου 2006 

Η Αντιπρύτανης 
ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΛΗ ΝΤΕΜΟΥΣΗ 
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